å 


LW. kr. 5360/1893. 


Aleg. i2. 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w przedmiocie wewnętrznego urządzenia w nowo 
wybudowanych pawilonach zakładu dla obłąkanych w Kulparkowie — 
tudzież rozszerzenia i ogrodzenia ementarza przy tym zakładzie. 


Wysoki Sejmie! 


Uchwałą z dnia 8. kwietnia 1892 powziętą na skutek sprawozdania Wydziału krajo- 
Wego z dnia 19. grudnia 1891 L. 50.516/91 o wynikach obrad ankiety kulparkowskiej — ze- 
zwolił Wysoki Sejm na wybudowanie dwóch osobnych pawilonów przy powyższym zakładzie. 

Budowa tych pawilonów jest już na ukończeniu z końcem lata roku bieżącego oddane 
zostaną do użytku zakładu. 

Zanim atoli wprowadzenie chorych do nowo zabudowanych pawilonów nastąpić 
będzie mogło — wykonane być muszą niezbędne urządzenia wewnętrzne jako to dwie łazienki 
1 dwie umywalnie — tudzież obrukowanie budynków, ułożenie chodników, — oparkanienie 
Względnie rekonstrukcya starego parkanu — wreszcie wybudowanie dwóch altan dla chorych 
klasowych. 

Dla obmyślenia najbardziej praktycznego a zarazem niezbyt kosztownego wykonania 
Owyższych urządzeń zaprosił Wydział krajowy na konferencyę osobistości fachowe — a na 
Ppodstawie wyników: obrad i przedstawionych wniosków polecił następnie opracowanie dokładnego 


* kosztorysu, który pod A. Wysokiemu Sejmowi przedkładamy. 


Kosztorys ten oblicza potrzebny wydatek na wykonanie wszystkich wyżej wyszcze- 
gólnionych robót w kwocie 5000 złr. 

Przy tej sposobności, ze względu, żę sprawa którą przedstawiamy poniżej łączy się 
ściśle z potrzebami zakładu dla obłąkanych w Kulparkowie uprasza Wydział krajowy Wysoki 
Sejm o uchwalenie kredytu w sumie 400 złr. na koszta rozszerzenia i ogrodzenia cmentarza 
Przy powyższym zakładzie. Cmentarz ten założony w roku 1862 jest już niemal przepełniony, 
8 istniejące ogrodzenie za pomocą balasek drewnianych mocno nadwerężone a w wielu miejscach 
przegnite, 


no 


Uzyskawszy wymagane w tym celu zezwolenie c. k. władzy politycznej polecił Wy- 
dział krajowy opracowanie kosztorysu wədle którego okazało się iż wydatek na oparkanienie 
sztachetowe całego cmentarza po jego rozszerzeniu wraz z bramą wjazdową — zamkiem ioma- 
zieniem wyniesie ogółem kwotę 426 złr. 

Z uwagi atoli, że zamiast proponowanego oparkanienia korzystniejszem a przede- 
wszystkiem trwalszem będzie ogrodzenie za pomocą wybrania głębokiego rowu i usypania wału 
naokoło cmentarza zasadzonego żywopłotem — oświadczamy się za tym sposobem ogrodzenia, 
zwłaszcza że przyczyni się on do osuszenia wilgotnego terenu a konserwacya o wiele mniej 
kosztować będzie, Obliczenie kosztu tego ogrodzenia przedstawia się jak następuje: 

a) Wybranie rowu i zrobienie nasypu p wraz z o aj ÓW zasianem trawą 


na przestrzeni 360 m. b. po 75 ctn. m. š ; . 270 zł. 
b) Zasadzenie żywopłotu od metra każ po 16 ct. o o . Bł p 
6) Brama wjazdowa i mostek nad rowem . 5 36 » 
Wreszcie przedłużenie drogi dojazdowej i Edyrówadzenić fa wadii cemen- 

tarza jak tego żąda e. k. władza polityczna . ; x . 40 p 


Czyli "m . 400 zl. 

Przystępując do wniosków z niniejszego sprawozdania wynikających Wydział kra- 
jowy uprasza: 

Wysoki Sejm uchwalić raczy: 

1. Na urządzenie wenętrzne dwóch nowo wybudowanych pawilonów przy zakładzie 
dla obłąkanych na Kulparkowie — udziela Sejm Wydziałowi krajowemu kredyt dodatkowy na 
rok 1893 w wysokości 5.000 zł. 

2. Na kossta rozszerzenia i ogrodzenia cmentarza przy powyższym zakładzie udziela 
Sejm Wydziałowi krajowemu kredyt dodatkowy na rok 1898 w kwocie 400 zł. 


Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem. 


Lwów, dnia 10. lutego 1898. 


Marszałek krajowy : 
Sanguszko, m. p. 


Sprawozdawca : 
Dr. Franciszek Hoszara, m. p. 
Członek Wydziału krajowego. 


_Alegat A. do LW. kr. 5360/93. 
Zakład obłąkanych w Kulparkowie. Rok 1898. 


Kosztorys 


na wewnętrzne urządzenia w obydwóch nowo wybudowanych pawilonach. 


Wyszczególnienie 


I. Urządzenie łazienek z umywalnią 


wymaga jeden pawilon (patrz ofertę p. Lewińskiego) 
1.| Kociołka żelaznego w suterenach dogrzania wody 

pojemności 350 litr wraz z rezerwoarem z kutego żelaza po- 

jemności 1000 litr kosztem 7 ; ; 380 zł. 
2 | Dwie wanien miedzi ianny sh o z Han brzegach, 

jedna na kółkach z kurkiem odpływowem, druga bez kółek 

z wentylem u spodu wagi od 40 do 50 kilo keszt. : 1804 
3.| Sześć miednie emaliowanych blaszanych na żela- 

znych konzolach ze sitkiem i sztucem odpływowym, — kurek 


Wniesiono 4 ofert w ko- 
sztorysie przyjęto cenę 
Augusta Schumana. 


kryty z kluczem do otwierania a a ń 90 y 

4 | Dwa zlewy kuchenne emaliowane syfonowe ; 16.6 
0.| Z dodaniem 159 m. b. rur żelaz. ciągniętych średnicy od 
h” do 2 cali, — łączników (muf), — 17 kurków, — z kom- 
pletnem monłowaniem oraz potrzebnych robót murarskich 

i ciesielskich kosztem |. . : t 3 920 zł. 65 ct. 

razem 1586 zł. 65 et. 


WYMIARY KOSZT 
sztak wskazane |obracho-| Gena} 
dług. |szer. | Wane zł, | ct. 
przeto urządzenia w obydwu pawilonach 
wymaga kosztu 1586 zł. 66 et. X 2 = 3178 | 30 


II. Obrukowanie budynków 
i rynsztoki 


6.| w koło pawilonów z kamienia pły- 


twiastego grubo = 12% 2 100 1:50] 300mb.| 2-00] 600 


3778 | 30 


Do przeniesienia 


18. 
14. 


Wyszczególnienie 


Zi przeniesienia 
Chodnik od pawilonów do głównego 
budynku z płyt Trembowelskich i krawężni- 
ków z cegły 
Przeróbka bruku Sde go: z dilehia 
potrzebnego materyału na rynsztok odpły- 
wowy w ogrodzie kobiet 


III. Oparkanienia 


Parkan nowy sztachetowy listwowy 
z omazieniem: 

a) w ogrodzie mężczyzn 

b) w ogrodzie kobiet . c o 

razem 

Przeróbka starego parkanu w ogrodzie 
mężczyzn . . 
Przesunięcie igo tę”. 18 prze- 
sel dla rozszerzenia ogrodu dla ję 
(18 x 4 mb.) 
Planowanie i ay łc naie fax 
po zmianie parkanów ryczałtem 


IV. Postawienie altany z oma- 
zieniem 


nowej altany ryczałtem - 
ze starego materyału lecz nowem gon- 
towaniem, ryczałtem 


Ogółem koszta 


WYMIARY 


Ilość | — KOSZT 
ni | wskazane |obracho-| Gena 
dług. |szer.| Wane zł. ct. 
3773 | 30 
2 30 150| 90m? {267| 240 | 30 
1| 60, 2., | 120m* | 1.,| 120 
1| 70., 2. 
1] 82 2% > = A A 
1bŹmb | 1:90! 288 | 80 
1 85 85bmb.| 0:90] 76 | 50 
72.,mab.| . f2mb.|O:50| 36 
5| 10 
1 300 
1 - 160 
5000 


Wyrażnie: Pięó tysięcy złotych w. a. 


